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Sprawozdanie 


komisyi budżetowej nad przedłożeniem Wydziału krajowego o przyzwo- 
lenie kredytu dodatkowego na wykończenie budowy drugiego piętra 
i pokrycie dachu w zabudowaniu szpitalu lwowskiego. 


Wysoki Sejmie! 


Uchwałą z dnia 6 kwietnia 1875, przekazał Wysoki Sejm komisyi budżetowej do 
zbadania przedłożenia Wydziału krajowego o przyzwolenie kredytu dodatkowego na 
wykończenie budowy drugiego piętra i pokrycie dachu w zabudowaniu szpitalu 
lwowskiego. 

Budżetowa komisya spełniając to polecenie, przedstawia następujące sprawozdanie 
i odpowiednie wnioski: 

Uchwałą z dnia 14 stycznia 1874 zezwolił Wysoki Sejm na pokrycie gmachu 
lwowskiego szpitala powszechnego nowym dachem ogniotrwałym i na podniesienie 
drugiego piętra tegoż gmachu i przyjął obliczone koszta w kwocie 78.928 zł. 88 ct. 
Na pokrycie kosztów tej budowy przeznaczył Wysoki Sejm następujące fundusze: 

a) sumę 61.469 zł. 11 ct. od gminy miasta Lwowa tytułem zwrotu kosztów 
utrzymania ubogich chorych Lwowian za czas od roku 1867 po koniec roku 1873 
należną i w pięciu latach po 12.293 zł. 82 ct. spłacić się mającą; 

b) na pokrycie brakującej sumy 17.454 zł. 77 ct. w porównaniu z kosztami bu- 
dowy upoważnił Sejm Wydział krajowy do użycia na ten cel wszelkich oszczędności, * 
jakie się w wydatkach lwowskiego szpitala powszechnego osiągnąć dadzą, niemniej do 
użycia nadwyżek dochodów funduszu szpitalnego, jakie się okazać mogą. 

Ponieważ należytość od gminy miasta Lwowa w sumie 61.469 zł. 11 ct. przy- 
padająca według ugody z Reprezentacyą miasta Lwowa na pięć rat rocznych po 
12.293 zł. 82 ct. jest rozłożoną, z których pierwsza rata w roku 1874 była płatną, 
przeto Wysoki Sejm uchwałą z dnia 16 stycznia 1874 postanowił zamieścić na ten 
cel w budżecie na rok 1874 brakującą kwotę 66.629 zł. w. a. 

Według sprawozdania Wydziału krajowego z dnia 14 marca 1875, L. 5762 wy- 
dano na tę budowę w roku 1874 18.117 zł. 11 ct. i pokryto ten wydatek pierwszą 
ratą od gminy miasta Lwowa w roku 1874 w sumie 12.293 zł. 80 et. przypadającą, 
i zaliczką z funduszu krajowego w sumie 5.823 zł. 31 et. Pozostała przeto z preli- 
minowanej na ten cel w budżecie na rok 1874 sumy 66.629 zł. niewydatkowana i do 
ukończenia budowy potrzebna suma w kwocie 60.805 zł. 69 ct. jako zapas kasowy 
na rok 1875. 

'onieważ sejm na posiedzeniu z dnia 14 października 1874 przy sprawozdaniu 
o zx znięciu rachunkowem funduszów krajowych za rok 1878 ponowił dawniejsze 
po venie sejmowe, aby reszta jakiegokolwiek kredytu, uchwalonego na pewien wy- 


datek, a nie wydana w ciągu roku budżetowego nie była do depozytu składaną, lecz 
jako reszta kasowa lub pozostałość z rachunków wciągana w rubrykę dochodów roku 
następnego, czyli, aby pozostałość z roku ubiegłego na rachunek następnego roku 
jako kredyt dodatkowy była uchwaloną; przeto ze wzgłędu, iż tu nie idzie o obcią- 
żenie budżetu na rok 1876, lecz tylko o przeprowadzenie uchwał sejmowych odnośnie 
do rachunkowego zamknięcia powziętych, budżetowa komisya wnosi : 

Wysoki Sejm raczy uchwalić! 

Upoważnia się Wydział krajowy, aby kwotę 60.806 zł. w. a. pozostałą z pozwo- 
lonego uchwałą z dnia 16 stycznia 1874 kredytu na pokrycie dachu i podwyższenie 
drugiego piętra szpitala lwowskiego przeniósł na: rachunek roku 1875 jako kredyt do- 
datkowy i na cele zamierzonej budowy użył. 


H. Wodzieki Dr. Ignacy Kamiński 
Przewodniczący. Sprawozdawcą. 


